प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरेवडा, पुणे येथील 
डॉक्टर/नर्सेस निवासी इमारत व कर्मचारी 
वसाहती दुरुस्ती करणे, डॉरमेटरी १,२,३ ची 
दुरुस्ती करणे, रंगकाम करणे व फिमेल 
UVR १ येथे महिलांसाठी भोजनकक्ष बांधणे, 
या कामांच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१ ९/प्र.क्र.३० १/आरोग्य ३्ञअ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : २१ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :- संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/मा.आ/टे-२/प्रामरुपुणे/ 
प्रलंबितबांधकाम/१९, दिनांक ०९/०९/२०१९ 
प्रस्तावना :- 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरेवडा, पुणे येथील डॉक्टर/नर्सेस निवासी इमारत व कर्मचारी 
वसाहती दुरुस्ती करणे, डॉरमेटरी १,२,३ ची दुरुस्ती करणे, रंगकाम करणे व फिमेल GRA १ येथे 
महिलांसाठी भोजनकक्ष बांधणे, याकरीता अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताव, शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरेवडा, पुणे येथील डॉक्टर/नर्सेस निवासी इमारत व कर्मचारी 


वसाहती दुरुस्ती करणे, डॉरमेटरी १,२,३ ची दुरुस्ती करणे, रंगकाम करणे व फिमेल GRA १ येथे 
महिलांसाठी भोजनकक्ष बांधणे, या कामाचे अंदाजपत्रक व आराखडे सहायक अभियंता (वर्ग-२), 
आरएमएच विभाग, येरवडा, पुणे यांनी तयार केले असून, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, पुणे, तसेच अधीक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरेवडा, पुणे यांनी सांक्षाकित केलेले आहे. 
सदर कामाचे अंदाजपत्रक सन २०१९-२०२० च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. प्रादेशिक मनोरुग्णालय, 
येरेवडा, पुणे येथील प्रस्तावित इमारतीच्या बांधकामाकरीता रु.२३९.४४ लक्ष खर्चाच्या अंदाजपत्रक व 
आराखडयास खालील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र. ३०१/आरोग्य ३अ 


NAME OF WORK (1) :- Repairs to Doctor and Nurses Quarters at Regional Mental Hospital and 


Residential Qtr, Yerawada, Pune-6 


RECAPITULATION SHEET 

Work Portion RS. 7346687.00 
Royalty Charges RS. 2452.00 
Testing RS. 9400.00 
Total (A) RS. 7358539.00 
Add Electrical Charges (Internal) 11% RS. 809439.00 
Add CGST+MGST on Work Cost 12% RS. 996211.00 
Insurance 0.50% _ RS. 36780.00 
Centage Charges 5.00% RS. 368050.00 
Total (B) RS. 2210480.00 
Total (A)+(B) RS. 9569019.00 

Say RS. 95.69 Lakh 


NAME OF WORK (2) :- Repairs to Dormetory Ward No 1,2,3 at Regional Mental Hospital, 


Yerawada, Pune-6 


RECAPITULATION SHEET 
Work Portion RS. 7005105.00 
Royalty Charges RS. 1548.00 
Testing RS. 9400.00 
Total (A) RS. 7016053.00 
Add Electrical Charges (Internal) 11% RS. 771766.00 
Add CGST+MGST on Work Cost 12% RS. 949892.00 
Insurance 0.50% RS.  35073.00 
Centage Charges 5.00% RS. 350880.00 
Total (B) RS. 2107611.00 
Total (A)+(B) RS. 9123664.00 
Say RS. 91.24 Lakh 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र. ३०१/आरोग्य ३अ 


NAME OF WORK (3):- Construction of Dinning Hall for Female section 1 at 
Regional Mental Hospital, Yerwada, Pune-6 


RECAPITULATION SHEET 

Work Portion RS. 4038538.00 
Royalty Charges RS. 7498.00 
Testing RS. 16350.00 
RS. 4062386.00 
Add 11% for Electrification RS. 446862.00 
Add 12% For GST RS. 487486.00 
RS. _5077982.00 
Add 5% For Centage Charges RS. 253899.00 
Total RS.  5250652.00 
Say RS. 52.51 Lakh 

अटीव शर्ती :- 

१) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा, तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
तयार करुनच काम हाती घ्यावे. 

३) प्रत्यक्ष काम करतवेळी पर्यावरण विभाग, झासन निर्णय क्र. इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 


4) 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र. ६०/इमारती- 
२, दि. ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. उपरोक्त बांधकामाकरीता होणारा खर्च, सन २०१९-२०२० च्या मंजूर अनुदानातून "२२१० - 


वैद्यकीय व सार्वजनिक आरोग्य, ०१ - नागरी आरोग्य सेवा -विषम चिकित्सा, ११० - रुग्णालये 
दवाखाने, ११०-६ - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना (०६)(०१) - 
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शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र. ३०१/आरोग्य ३अ 


मध्यवर्ती मनोरुग्णालये, २७ - लहान बांधकामे (२२१००२९१), " या लेखाशिर्षामधून 
भागविण्यात यावा. 
प्‌. area निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१२/प्र.क्र.3०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 


सोबतच्या परिशिष्टामधीलळ, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१६१३२०३७०३१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
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(प्र.मो.बळकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक (9), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. उप संचालक, आरोग्य सेवा पुणे मंडळ, पुणे. 
५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे 

अधीक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरेवडा, पुणे 
८. सहायक अभियंता (वर्ग-२), आरएमएच विभाग, येरवडा, पुणे 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
११. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाख), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 
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